ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ೪ 
ಚುಳೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2024 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ : 27.03.2020 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶೀಮತಿ ಎಸ್‌. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು. - ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಯವರು 


ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ. 
ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು Ke) 
ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ " 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 
“ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 12.03.2013ರ೦ f 

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂಅ೦ದಾಜು ವೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಕರಿಂಗ್‌, 
ಣಾರಣಗಳೇಮ; ಎಸ್‌. ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲರ್‌ ಟಸ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ 


ಅವಮೈಯ (scope ೦ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಿಲ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


X ಅವರಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯ 
ನಿರುದ್ಧ ಫಗೊಂಡಿರುವಗುತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಮಗಳೇಮ? 
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(ಬಿ. ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


